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MEMO N. : 186/2021 
MAT. : Se adjunta acta registro Pronunciamiento 
de Contraloria Regional, sobre ajustes y 
NM modificaciones, Ticnamar 12 de marzo 
2021. 
Arica, 15/03/2021 





ARICA Y PARINACOTA 


DE 


Ha REGIO P.M AL 


DOCUMENTO ELECTRONICO 


BRUNO BOGGION! - Profesional DIT - División de Infraestructura y Transportes 
Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes 


Maria Constanza: 

Junto con saludar, como Jefa de División de Infraestructura y Transportes, en relación a la Inspección 
Fiscal que se efectúa a la Restauración de la Iglesia de la Virgen de la Asunción de Ticnamar, se 
adjunta para su registro acta N*006 correspondiente al análisis de antecedentes que tomaron razón 
con alcances , antecedentes recepcionados el día viernes 12 de marzo 2021. 

Se informa que a la fecha aun continúan partidas sin describir ante contraloria, por lo que no se 
posee pronunciamiento de totalidad de partidas que presentan modificación de materialidad y 
aumento de partidas, lo que a la fecha, no posee aprobación por parte de Inspector Fiscal. 

Se expresa que se presenta incumplimiento de convenio, que debería ser coordinado de forma 
conjunta con DIPIR, Unidad Jurídico y Administrador Regional, para lograr poseer claridad e 
instrucción como Inspector Fiscal sobre: 

1.- si se considera una segunda regularización de convenio original 

2.- poseer conocimiento de como GORE aplicara desarrollo de termino de obras. 

Considerando lo expresado por Contraloria referente plazos advertido en carta Gantt original, se ha 
solicitado el incorporar actualización que defina plazos, cronograma de trabajo y fecha de termino. 
Quedo atento. 


saludos. 
BRUNO BOGGIONI RIVERA 
Profesional DIT 
División de Infraestructura y Transportes 
BBR / bbr 
DISTRIBUCION: 


Jefe de División - División de Presupuesto e Inversión Regional 

Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional 

Jefe Departamento - Departamento Jurídico (GORE) 

OMAR SEPULVEDA - Secretario Ejecutivo (S) - Consejo Regional 

TANNIA CAROLINA BURGOS - Apoyo Jurídico - División de Presupuesto e Inversión Regional 
CRISTIAN QUINTEROS - Profesional - División de Presupuesto e Inversión Regional 
LORENA CAROLINA STROMILLI - Experto - Oficina de Partes 
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